・ 平 成 23 年 3 月 11 日 の 東日本 大 震 災 津波 に より 被災 し た 藤 の 川 地区 に お いて 防潮 堤 の 新設 工事 を 実施 し て いま す 。 


・ 現 在 の 防潮 堤 工事 の 進捗 率 は 97% と な っ て お り 今 年 度 内 の 完成 を 目指 し て いま す 。 
・ 現 場 周辺 は 海水 浴場 で 砂浜 と な っ て お り ( そ の 3 工区 ) 、 海 浜 性 植物 が 自生 し て いる こと か ら 、 周 辺 環 境 に 配慮 し 工事 を 進め て きた と ころ で す 。 
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至 宮古 市 高浜 


至 宮古 市 磯 鶏 


@ 計 画 延長 :782.4m 
事業 期間 : 平成 25~30 年 度 
人 @ 主 な 内 容 
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* 防 潮 堤 の 新設 (L=782.4m ) 
・ 陸 間 の 新設 (1 基 ) 























